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Distribución: 


AR CA Y PARINACOTA 


1078 


OF. ORD. N°: 


ANT. : -= Oficio N° 787 del 22 de agosto 2019, 
del Gobierno Regional. Falta de 
presentación de solicitud de concesión. 

- Carta GZ 0145 del 05 de abril 2019 de 
CGE, solicita aumento de plazo. 

- Oficio N° 0252 del 20 de marzo 2019 
del Gobierno Regional. Solicitud de 
Concesión. 


MAT. : - Falta de presentación de la Solicitud de 
Concesión Definitiva a la SEC. 
Proyecto: Construcción Electrificación 
varias localidades de Camarones. 


Arica 12 NOV 2019 


DE : INTENDENTE REGION DE ARICA Y PARINACOTA 


A : GERENTE ZONAL DE CGE EN ARICA Y PARINACOTA. 
SR. OSCAR JEREZ LIRA 


De nuestra consideración: 


Junto con saludar y con respecto a nuestros Oficios señalados en la referencia, 
en que nos permitimos representar a CGE la falta de la presentación de la 
solicitud de Concesión Definitiva a la SEC, en la electrificación de la comuna de 
Camarones. Considernado que la puesta en servicio de la red se realizó en 
diciembre 2017 y la Recepción Provisoria se realizó en noviembre del 2018 y 
que a la fecha la compañia CGE no ha presentado documentación alguna a 
este Gobierno Regional. 


Reiteramos a Ud. nuestra preocupación, ante la falta de esta solicitud que nos 
permitirá cerrar el proyecto con la Recepción Definitiva y realizar la devolución 
de la respectiva Ré efbarantia, por un monto de MM$ 2.000.-, con vigencia 
hasta el 31 -07% 








Archivo DIPLADER (2) 
Oficina de Partes. 
Secretaría Sr. Intendente. 





